ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 858(854) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: 20.09.2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು: ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ N ಉತ್ತರ 


ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಘಟಕದಿಂದ 
K ಗೂ | ಮೆದಃಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೊ | 5) ಪ್ರಮುಖಬಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಗಳ | , ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ . 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ , ಸ್ಟೂಪರ್‌ ಸ್ಥೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ * ಭೋಧಕ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಯೋಜನೆ(Central Sponsored «  ಎಂಸಪಿಹೆಚ್‌ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 
Schemes-55)೮ಗ್ರ/ಪ್ರಮುಖ « ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 


* ಹಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ, 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂತಾಲಯ ,ಪರಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ವಿಭಾಗವ ಅರುಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ ,(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಯೋಜನೆ ಆಯುಷ್‌ಮಾನ್‌ 
ಭಾರತದ ಅಂಗಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ 
ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ' ಕೇಂದ್ರ (ಗಗ 


and Wellness Centre) ಮತ್ತು 


ಕಾಮ ಒ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ / ಕ್ರ ಗಾರಿಗ | ಅಂದಾ ಟ್ಟು ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತ /| “| ವಿಭಾಗ (ಮಿ |ಜುಮೊ| 
ಸಲ ತ್ತ 
ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯ ಚ್ಮ 
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; 1 1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 3 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
| 1 It 56286 | 14836 
ಯಾವ ಅನುಹಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿದೆ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಲು ವಿವಿಧ 
ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
EE 
20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದದು, 
2 ಮೈಸೂರು 20 71680 16283 
1 - 1 - : | ಉಳಿದ 18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ 
ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


43897 | 10533 NR 
3 ರವಾಡ 8 1 
7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ 
4 14 51739 1916 
ಸಶಭಿನಗಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಒಟ್ಟು | 3 2,23,602 | 33568 | 7 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಶೇಕಡ 40 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 


ಆ) 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಸಕ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ 
ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 
ದೊರೆತಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿನ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? (ಆ ನೆರವನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಪಿದ ರೀತಿ, ಸಾಧನೆ 
er ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


* ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 53 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.223602 ಲಕ್ಷಗಳ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದದು. 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ.53568 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು (ರೂ.19761.44 ಲಕ್ಷಗಳು) 
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕೆಡ 40ರ (ರೂ.103840.96) ಲಕ್ಷಗಳು) ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 

* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಎಂಇಡಿ 173 ಆರ್‌ ಐ 2021 


ಹೆ: ಕರ್‌) k 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 


- ದಮುರಿಲ್ಲು | 
ಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, 


ರೂ ಲಳ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ ಆ ನ್‌ ಮ 
& |e 
ಸ ಕಾಮಗಕಿರಿಯ ಉಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಸೆಪ್ಯೆಂಬರ್‌- 
ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಯನ್ನು 2021ರ 
ಸಂಜ್ಯ | ನಲ! ನಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಣ್ಣಾರಿಯಾ ಘನ ಯೋಜನಾ | ಪ್ರಾರಂಭಸಿದ | ಪರ್ಡಿಗೊಳಿ | ಷ್ಯದವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ -ಪ್ರಸ್ಕುಶ ಹಂಪ 


TS ರ SNE 


1 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜು ಸ (Academic Block): 4ನೇ ಮಹಡಿಯ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ (ಟೆರೇಸ್‌) ಮಹಡಿಗೆ ಕಾಲಂ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ” ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಡಿರದಲ್ಲಿ ಮೈದ್ಯಸೀಯ 
"ಕಾಲೇಜು, 30) ಹಾಸಿಗೆ ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಲಕ ದುಡ್ತು 
ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಕೆಲ್‌, ಬೋದನೆ ದುತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ' 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಡಿೃಹಗಳು ಮುತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಲಂದಿಸದ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದುತ್ತದೆ.. 
2) 300 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬೋಧ್‌ನಾ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಿ] (Teaching Hospital Block): 
4ನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ: ಅಂತಿಮ (ಟೆರೇಸ್‌) 
ಮಹಡಿಗೆ ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ” ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗವಿಯಲ್ಲಿದುತ್ತದೆ. k 

ಷು 3) 375 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ (Girls Hostcl: 56ೇ 

ಮಹಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದು. ಅಂಪಿಮ (ಟೆರೇಸ್‌) ಮಹಡಿಗೆ ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದ' ಹಾಗೂ 3ನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದುತ್ತದೆ. 

| ಬೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ¥ 523000 19.02.2020 18.02.2023 13538.16 19500.00 3300. |) 66 ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಾದಿಯರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ (Nurse Quarters): 4 


ಮಹಡಿಯ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 4ನೇ ಮದಡಿಯೊತಡ 5ನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್‌ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದುತ್ತದೆ. 


5) 30 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭೋದಕರ ವಸಪಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ (Teaching Staff 


Quarters): eoತಿಮ ಮಹಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2ನೇ 
ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ದುತ್ತದೆ. 

6) ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ವಸತಿಗೃಹ (ರೀ & 
Medica! Superindentent}: ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 

7) 375 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಲಕಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ (Boys Hostel): ಫ್ಲಿಂಶ್‌ 
ಬೀಮ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನೆಲಮಹಡಿಯ ಕಂಬಿ ಕಲಸ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


8) 66 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀಣ (Group-D Quan): ಪ್ಲಿಂಶ್‌ 
sl [ಬೀಮ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನೆಲಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಕಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿಎ” 


ಶಿದಡೊಗ್ಗದ ಶಿದ್ದ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 75 ಸಾದುರ್ಧ್ಯದ ಬಾಯ್ಸ್‌! 
ಇಂಟರ್ನ್‌ ಮ Wes | [ನೆಲ ಮಹಡಿ:- ನೆಲಹಾಸು ದುತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟಂಗ್‌ ಚಂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


po 14-201 1.2020 270.49 330.00 220.0 ದೊಡಲ ದುಹಡಿ:- ದ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ 8ೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 550.00 20.14.2049 19. ತ ಡಿ. ರೂಥ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ ದ್ವ ಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಬಿಎಂ ೮: ಖ್‌ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಈ S | [ಮೂರನೇ ದುಕಡಿ:- ಬರಿಸುವುದು, ಸ್ನಾರ್‌ ದುತ್ತು ಛಾದಣೆಚ್ಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
Fl 
ಸ ನೆಲ ಮುಡಔಿ:- ಸೆಲಹಾಸು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಶಿದಯೊಗ್ಗದ ಶಿದ್ದ್‌ ಅಜರಣದಲ್ಲಿ 75 ಸಾದುರ್ಥ್ಯದ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ p 
3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ  |ಅಂಬರ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕ *- ss000] 20.11.2019 19.11 ಹ £84.66 330,00 220.೪೪|ದೊದಲ ಮಹಥಿ:- ಡ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ದೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[ಎರಡನೇ ುಹರಿ:- ರೂರ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಬಿಎಂ ಡ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


[ಮೂರನೇ ಜುಕಡಿ:- ರೂದ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ದೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


CU 654 ofall) oe 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹ್‌ಸರು 


$ ಶಿವಮೊಗ್ಗ [ಕಿಮ್ಸ್‌ ಅನರಣದಲ್ಲಿ ೪೦೪ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಡದ ನಿರ್ಮಾದ 
¥ LE 


ಹ್‌] 
ಶರಾದತಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ R 
ನವೀಕರಣ! 190.00 06.10.2019 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು ಯನ್ನು 
ಯೋಜನಶಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ 


250.00 10.03.2020 


ರೂ ಐಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಅಸುದಾನ 

ಯನ್ನ 201ರ K 

Ky ಕಃ ರಿ: ಪ್ರ ಕ್‌ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ - ರಾಜ್ಯ 'ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 
ಸಬಹುದಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪುರ: ಸ ಫ 

ದಿಬಾಂಕ < 

3 2 10 
09.10.2020 57.44 150.001 100.00[ನೆ ಮುಷಡಿ:- ರೂಡ್‌ ಸ್ಥಾಖ್‌ ಚರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದುಡು ಲ RE 
ನಾನಾನಾ ಮಾಾವಾ 
a 


| 
0.00] 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ವ 


FR ಸನಾ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ನಾನಿಸಬೇತಿರುತ್ತದೆ 


ಸ ಕಾಮಗಾರಣಗಳು 


05.08.2020 


%.10.2019 


06.10.2019 


05.08.2020 


05,08.2020 


108.60, 


72.40] 


” | ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬೊದಲ ದುಹಡಿ. ಎರಡನೇ ಮಹದಿ, ಮೂರನೇ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜ್ಲಾಸ್ಪರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ p 

* ಅಗ್ಗಿಶಾದುರ ಗ Fleer . 
"ಎರಡಸೇ ಮೂರನೇ ದುತ್ತು ನಾಟ್ಕಿನೇ ದುಶಡಿಯ ಸೀಲಿರಿಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
* ನೆಲ ದುಡಿ ದೊದಲ ದುಶಔ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಮೂರನೇ ಶುಕಡಿ ವಿಟ್ರಿಶೈಡ್‌ ಟೈಲ್ಸ್‌ ಕಲಸ ಜ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
* ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಕೆಲಸ ದ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


f ಮೈಸೂರು [ಹಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 3200.00] 27.06.2019 26.09.2020 2875.82 1920.00} 1280.00] 

'ದೈಸೂರು ಇನ್ನಿ; ಆತ್‌ ದೆಡಿಕಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಹ y — 

ರಿಸರ್ಚ್‌ ಸೆಂಟಥಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ [ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
2 ಮೈಸೂರು ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾರಿ 19.02.2020 18.05.2021 | 1482.33 2100.00 14004 


ಸಹತ 


ದುಕಡಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದುಹಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಡ್ಲಾಸ್ತರಿಂಗ್‌ ಕೆಬಸ 


ಆರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಂಪ್ರಿಟ ಕೆಲಸ 


* ನೆಲ ದುಡಿ, ದೊದಲ ಬುಹಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಕಾಯ ಚ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


” ನಲ ದುಹಡಿ, ದೊದಲ ಜನಿ, ಎರಡನೇ ಮಡಕಿ, ಮೂರನೇ ದುಣಔ ನಾವ್ಯನ್ನ ದನನ ಐರನ್‌ ಹಾನವಾದನ್ಯಾನತ 


UC0- 354 Kan Smal (iy 
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ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


r ್‌ y - is 
K ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುದಾನ - 
ಕಾಮಗಾರಿಂತು ಕಾಮಗಾರಿ ಯನು, ಸೆಪ್ಯಂಬರ್‌- » 
ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಯನ್ನು 4 20215 | 
Ka ಜಿಲ್ಲೆ! ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಯಗಾರಿಯ ಹೆಸರು kd 4 ಪೂರ್ಜಗೊಳಿ ಕಾಮಗಾಃ ಪ್ರಸ್ತು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥೆ! ತಾಲ್ಲೂ ಯೋಬನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಬಹುಬಾದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಿಯ ಪ್ರಹ್ತುಶ ಹಂತ 
- - ದಿವಾಂಕ 
[— 3 - 3 4 PR F p p F wT] 
ಸ ಲ ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಸದ ಪತಿಯಲ್ಲಿ. : 
3 ಮೈಸೂರು ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ. kd 4200.00 08.12.2020 07.6.2022 k 185.45 2820.00 1680.00 
MIMS ಮಂಡ್ಯದಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್‌ sooo] O50 62 904.29 420.00 ೦.೧೦ ನಲವಡಿ. ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್‌ ಟೈಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಕಿರಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 
4 ಮಂಡ್ಯ [ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 00) 08209) 25.06.2019 - - 28090| ಹ ಧಲನೇ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೆಲಸ ತ್ರಗತಿಲ್ಲಿದ. 
T ಮಂಡ್ಯದ ಮಷ್ಸ್‌ ತವರಾದನ್ನ ದಾದಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವರ್ಸ ಪತನ, ಸಲ ಮತನ, ಡಾದಲ ಮಶಔಯ ನರಿಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಔ - ಕರನ 
s ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯದ “ 700.00| 14.10.2020 13.08.2021 350.00 420.00 28000[ಗತಯಲ್ಲದೆ | ಡನೇ ; ಬಿಬಿಎಂ 
| 
'ಮಂಡ್ಮ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯದನ್ಲಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ! ಎಲಾ ಸ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಎವಕ್ಕತತೇಕನ್‌ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಕ್ನಿಪ: 
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (M1) Ter ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆರ್ಯಕೆ| 50 14.06.2018/ 1081.46 I 
$ ಮಂಡ್ಯ [ಟಿ kes £175.00 300.2019 13.09.2019 705.001 470.00) 
MS ಪಂಡ್ಯಟಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಯಡಿ `ಹಾಸಲ್‌ If ] - 
ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಲಮಹಡಿ: -ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಚುಶಡಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ:- ವಾಲ್‌ 
. 06. ೦೩. 414.47 X Y ಗ್ರಾನೈ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: ಲ ಬುಡಿ, ೇe 
7 ಮಂಡ್ಯ 700.00 26.06.2019 25.04.2020 420.00 280.00 ಥಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ ಈೆಲಸ ಪ್ರಗ ದೆ. | 
ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ:- ಸಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ; 
ಬತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಔಯಲ್ಲಿ (01 ಬ್ಲಾರ್‌ 23.04.2018 IN [ಕಲಸ ಮನಯಿವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. i 
pS ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲಿ) ಟ್ರಾಮಾ ಶೇರ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 220.00 2 10. 2018 22.10.2018 245.00 132.00 88.001 1 
10. i 
ಹಾಸನ ಇನ್ನ ಇಫ್‌ `ಪುಡಕಲ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ | 7 
9 ಹಾಸನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಹಿಯರ ಪಾಸ್ಕಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 600.00 27.03.2018 30.09.2019 577.38 360.00] 240.00|ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದುತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಇಲಾಚೆಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಾಗಿದೆ 
I 
; ಹಾಸನ ಇನ್ನ ಪ್ಯಾರ್‌ ಅಫ್‌ ಪುಡಿಕರ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ¥ 7 
10 ಹಾಸನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 600.00] 26.06.2019 30.09.2019 479.24 360.00] 240.00|ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
_ ಣಾ ು ಕಟ್ಟಿ! ್ರಾ 
f [ಹಾಸನದ ಶಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ T H 
F ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚನೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್‌, ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾದರಿಯ ; 
i ಹಾಸನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳ 315.00] 26.06.2019 30.09.2019 378.88 189.001 126.00|ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟಸಗೆಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಇಭಾಜೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
i ನಿರೋಣ. ” ws H 
i ” 
ಹಾಸನ ಇನ್ನಿಪ್ಯಾಡ್‌ ಎಫ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಸೈನ್ನಸ್‌ ಗೆ ; 
12 ಹಾಸನ "ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಲಾಲಫಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ”ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌ 00.00] 07.02.2019 06.05.2020 373.34 360.00 240.00] ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಘಾಟೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. K f 
| 
ಹಾಸನದ ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ T 7 ; 
3 ಹಾಸನ [ಅದರಣದಲ್ಲಿ *ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌ 'ನರ್ನ್‌ ಕ್ಯಾರ್ಟಿರ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 570.400] 07.02.2019 06.05.2020 570.33 342.00 2280 |ಕ್ಷಟಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. : 
IG 
'ಹಾಸನರ ಹಾಸನ 'ಪಡ್ಯಕಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ T 7 
14 ಹಾಸನ [ಅಪರಣದಲ್ಲಿ *ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌ ನರ್ಸ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌ 630,00 07.02.2019 06.05.2020 550.96 390.00] 260.00 |ಕ್ರಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ N 
[ಹಾಸನಡ ಹಾಸನ ಪೈಡ್ಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ 7 
(5 ಹಾಸನ [ಅವರಣದಲ್ಲಿ *ಸೀ" ಬ್ಲಾಕ ನರ್ಸ್‌ ಕ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್‌ 60.00| 07.02.2019 06.05.2020 502.82 360.001 240.00] ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ * “ | ಹ 
[ಕಮಗಳೂರು 'ಪನ್ನಯ ಚನ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಾ ಾಚ್‌' ಬಾವ ಮತ್ತ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ನವ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನ ಘಾಲಾ ಕನಸ 
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಜೇಗೂರು ಗ್ರಾದುದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ [ಹೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೋಧಕ & ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ತ್ಲಿಂಥ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಲೇಜು, ಬಾಲಕಿಯರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟಲ್‌, ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಶೆ * ? 
16 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ 3250.00] 23.10.2020 22.10.2022 3800.63: 1950.00] 1300.00 ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1 
[ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳ ನೆರ್ದಾಣ| | ; 
| 
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ಜಿಲ್ಲೆ! ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ಚಿಕ್ಕುಮಗಳೂರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಣೌಸರು 


ಕ 4 
ಔಿರುನನಕಾದುಗಾರಿಗಳು 
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು] 


ಡೆ ಡಲ್ಳವ ಜಬ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಯೈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ನಿರ್ಚಾದ 


ಯೋಬನಾ 


ಮೊತ್ತ 


(7400.00 


Mims aod OF ಪರಾಗ 
ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2021ರ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿ 
ತಾ | ವ ಳಾ 
ದಿನಾಂಕ - kf 


Nl | won, | We 
ಹ 


ನಾಮಾ 
42 138.00): 
EE 


22.03.2018 
26.09.2018 


ಸೆಪ್ಚಂಬರ್‌- 


26.05.2020 


ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಪ 


1200.00] 


ಯೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


6960.00| 40ರ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


೪00.0೧|ಗುತ್ತಿಗೆದಾರದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಬಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಛಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


26.09.2018 


7——— 


[oN 


E9685 


ಧಾರವಾಡ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ನಿಮಾಣಾ 1195.90125.06,2019 24.04.2020 Mal 717.54] 478.36] 5ನ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಧಾರಪಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 8ಿಮ್ಮ್‌ 
ರವಾಡ ್ಥಿ 913.00| 28.06.2019 22.04.2020 913.00 547.80) 365.20|6ಲಸ ಮುಗಿಯುದ 
2 ಧಾ 'ಡಾಲಕಿಯರ  ' ಹಾಸ್ಟೆ್‌”  ನಿರ್ಮಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
—! ಪಾಡೆಔ ಕೆಲ್ಲ ಹಾಪೇಕಿಯದ ವೈದ್ಯನಾಯ ನಾರ - ಅಡಳಿತ ಶಾಬೆಯ ಭಾಗಶಃ ಘುವಾಗ್‌ ಕಲನ ಮುಗದಷ್ಮ ಘರ ಧಾನ್ಸ ಫರಾನ್‌ ಸ 
. [ಬಾಲಕಿಯರ ಮತ್ತು ಬಾಲರರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು! 'ಪ್ರಗಫಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
[ದೋಧಕೇತರ ಸಿಟ್ಟಂದಿಗಳು ಮೆತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬನಿಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಘುಟಿಂಗ್‌ 
ಹಾವೇರಿ - 3650000] 08.10.2022 011020220 | sssa9s 1950.00] 17000,001*೨ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುಪ್ತದೆ. ಟೋಧಕೇಶರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಘುಟಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀನ್‌ 
[ಮತ್ತು ಪ್ರಾರುಂಪಾಲರ ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
K 
'ಹಾಬೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ತ್ರೆಯನ್ನು| ‘ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರಾರು`ಮಾಔಕೊಳ್ಳಲು ಗುಫಿಗೆದಾರರಿಗ ಸಕಕ ಪಾ 'ನಾಷದ್‌ 
ಹಾವೇರಿ [ಮೇಲ್ಲರ್ಜೆಗೇಶಿಸುವುದು. ಜಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸ » 2000.00 0.00 $200.00} 800.00] ೪ kd ಅಲ "1 
ಬಳಗಾವಿಯನಿದುತ ಳಗಾವಿ ಪೃದ್ಧಹಡು ನಾನ ——| — 
ಬೆಳಗಾವಿ [ಸಂಸ್ಕ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ನಿರಿ! 788.00] 05.03.2019 04.01.2020 572.27 472.80) 315.20[ಲನ ದುಗಿಯುದ ಹೂತದಲ್ಲಿದೆ | 
—ವಿಯಧ್ದಿರುವ ರಾವ ವೈದ್ಯನ ನಧನ N ” 
ಬೆಳಗಾವಿ [ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ। 825.00] 08.03.2019 07.01.2020 592.96 495.00 330.00[ಟನ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಬಾನು 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕ್ರ ; ' 
ಕಮ [ಬಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲೂಕು ; ; ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
{ 


Ey 


pS 0.07.24 ne ್ಟಿ 
1 ಬೆಳಗಾವಿ [ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮೇಲಿ ದೊದಲ ದುತ್ತು ಎರಡನೇ ಬುಹಡಿಯ] 925.001 cic 19.11.2019 924.71 555.00] 370.00|ಕ್ರಟಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದುತ್ತು 30.03.202 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತನಿಸಲಾಯಿತು. 


ಲೇಬರ್‌ ಪಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬಿಜಿ' ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ" ದೂದಲ! 
2 ಟಿಳರಾವಿ: " [ರತನ (ಸಮೋಸ ರಲು Por Pen 150.00] 20.07.2018 19.4209 749.28 450.00) 300.00 sua ಜಣಾಗೊಳಿಗಿಡೆ ಯತ್ತ ೧61% ರಂದು ಖಾಸಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


EE 
ಕಲಬುರಗಿ! 


ಸ Kr 
ಪ್ರಮ್‌ ಶದರನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ತಲಸಗಳೂಂದಿಗೆ [ಫಾಲ್‌ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. T 
i ಬೀದರ್‌  [ಸಬಾನಿಗಣದನ್ನು ಉನ್ನತೀಠರಿಸುದುದು! 177.20| 29.03.2021 28.09.2022 } 
|: ಬೀದರ್‌ pe 'ಕೇರರ್‌''ನಲ್ಲಿ::ಅಡಿಡೋಡಿಯಂ, ಉನ್ಮತೀತರದಿ 327.00| 29.03.2021 28.09.2022 | 130.80|ಕಾಲ್‌ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಭ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | t 
BRIMS ದೆರ್‌ )ಹಿಯುರ | ಉಪಯೋಗಿ Le ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ H > 
್ಸ k | | . 
5ನ ರಾಡರ್‌ ಸದ್ದ ತಾಹು ದತ್ತು ದುಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಾವಷಾಗ ಇರಾತಯಿಂದ ನವರ ಹಾಾವಾನದುವುನ್ನು 7 
d 'ಬೀದರ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಫೆಬಕೆದ ಉನ್ನತೀಕರೆಣ। 1434.50} 29.03.2021 28.09.2022 373.80} [§ 
? r 
- ನಾಡ್‌ನ ಡರ್‌ ತ ನಾನ ಸಾಸ್ಕಗಹ್‌ 'ನೊದಾನ್‌ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಢ ಸ್ಥಾರ್‌ ಕಲನ ವುಚಿಯಳ್ಲಿದೆ. 7 
s ಬೀದರ್‌ ರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ " ಸು ಕರೀಲ್ರಾ ps, ನಿದುಜದಿ 250.00| 20-07-2018 19.09.2019 211.36 ” 450.001 300.00} | R 
(i 
ನಾರ್‌ ತೃತ್ಯಿಷ ಗ ಸಸ್ಸಷನ್ಸ ಪಪ್‌ ಕಾವಾಗಾನ ಹಾರ್ಣಗಾಂಡಿದ್ದು ಸೃದನ್ನಾ ಹನ್ರಾತನನಪೇನಾನರುತ್ತದೆ. 
ಶೀಧರ್‌ ಉಂದಲಟ: 3184 165. . 0208 132.90] .48 1 
pS ಬೀದರ್‌ Pps 80] 03.09.2020 02.08.2021 . 9. . 66.32 
i ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಡ್‌ ' ಆದರಣದಲ್ಲಿ 300 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಗರಃ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆ ಸರ್ನಾಣ ಫ್ರಷತ್ನ * ಉಳಿದ ಕ್ಕೆ 
ಗ ಉಯಚೂರು [ಬೋಧಸಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದಾಣ। 3200.00] 12.12.2019 11.03.2021 1898.72 1920.00] 128000 [ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿರುಕ್ತ ದ | ಥಿ ಳಗ 
\ l ್ರ ್ಲಿರುಪ್ತದೆ. ; 
¥ Ne ರಾಪಾಪಾರಿನನಿ ಇರ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ್‌ ಾ j ವ 
ಸ ರಾಯಚೊರು [ಜಡ Pearl 1600.00] 28.07.2021 27.07.2022 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿರುಭಿಫಬೇಳಾಗಿುತು: ದೆ; 
| | j 
[ರಾಯಚೂರಿನ ರಾಯಚೂರಿನ ದೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ 28.02.2018/ 'ಘುಔಂಗ್‌ ಕಲಸ'ಪ್ರಗಕಯಲ್ಲ್‌ದೆ: 
ಗ; 825.00 ಗ '7.03.20 565.98 495. A 
9 .] ರಾಯಚೂರು ವ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ 'ಕಸ್ಬಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 25. act 27.03.2019 ) 
NIMs ಬಳ್ಳಾರ ಆದರದ ಬಾವಿತರ ಹಾಸ್ಕಲ್‌ ದತ್ತು 7 5 
pS ಬಳ್ಳಾರಿ [ಜಿಸ್‌ ಕಟ್ಬಡ ನಿರ್ಮಾ! 2600.00] 30.01.2020 30.04.2021 1501.26 ನೆಲ, ಸ್ಟಿಲ್ಸ್‌ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಕಲಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ 
2 ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೆ .ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಕಂಬಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
೬4 . Ml } 
VIMS ಬಳ್ಳಾರಿ ಆದರೆಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಹಿಯರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ದುತ್ತು Hl f g 
§ ಬಳ್ಳಾರಿ [ಮೆಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ದಾದಿ| 2600.00] 30.01.2020 30.04.2021 1560.00 1040.59: ಸಲ್‌ ಮೊದಲನೇ ಮಶ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಕೆಲನ ಮುಕ್ತಿಯದ 
2 [ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಲ್ಕಣಿ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಕಂಬೀಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗರಿಯಲ್ಲಿರುಪ್ತದೆ. 
¥ 1 
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1cO 634 Han tabi) | sofé 


ಜಿಲ್ಲೆ! ಪಾಲ್ಲೂಳು 


ಗಾರಿ 'ರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೌಸಃ ಯೋಜನಾ 


4050.00 


02.12.2020 


02.12.2020 


01.06.2022 


[Po TENT] 


32500.00} 


21.09.2020 


20.09.2022 


ಸೆಪ್ವಂಬರ್‌- 
2021ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


—— ; 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
md 


ನೆಲ, ಸ್ಟಿಲ್ಸ್‌ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಬ್ಲಾಸ್ಪರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಖಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಕಂಬಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ನೆಲ. ಸಿಲ್‌ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಕರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸೆ ಮು್ತಯದ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೆ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಕಂಬಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುಶ್ತದೆ. 


$46 


ಆಡಳಿತ ಶಾಲೆ. ಬೋಧಕ ೩ ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿಗೃಗಹ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ 


ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಘುಂಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಕರ ಜಾಸ್ಟಲ್‌ ಕಟ್ಟಿಡ ಪಿಸಿಸಿ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆವರಣಗೋಡೆ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


